5-    —   PONT   SUR   LA   FULDA,   A   CASSEL   (MUSXK) Rue reliant la vieille Ville a la nouvclle
1909-1910
1.   Parements vus.  — Les  bandeaux ct  tympans son I on piorro  do taille (gres jaunfitre du Mein). Les voussoirs de 16te sont en saillie do (>"'".
2.  Joints de dilatation.  — Hyena un au-dcssus do dmqiin rctoml^c.
3.  Dates.
Commencement des travaux............                       Milieu d'avril   HKH)
Grande voute........................    Milieu de juin I'JK) - connnoiieoiuotiL dc juillcl
Decintrement.........................                           Milieu d'aoiU
Ouverture a la circulation..............                Commencement do (h'-ciMubri'
4.   Personnel.
Proj'et et Entreprise : MM. B. Liebold et C'°, d'Holxmindcn. Architecture : M. Roth, Architecte t\ Dresde. Direction des Travaux : M. Riemenschneider.................                  1901)
